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A Comisión de tAguas del Exento . Ayuntamiento de esta 
Ciudad, cumple el acuerda de la Corporación publicando reunidas las 
comunicaciones que han mediado en la importante cuestión de Aguas, 
desde el informe dado sobre el estado de las obras por el Sr. Ingeniero 
nombrado para inspeccionarlas , la contestación de la Empresa al tras- 
lado de dicho informe , y los dictámenes de esta Comisión informando 
sobre ambas comunicaciones . 

La Comisión , obrando con imparcialidad completa , presenta ín- 
tegros lodos los documentos sin comentarios de ninguna clase, para que 
el público, d quien afecta en primer término este asunto, pueda for- 
mar con conocimiento de causa juicio exacto y desapasionado . 

Cádiz 20 de Octubre de iSy 5. 


EL PRESIDENTE DE LA COMISION, 



utierrez. 
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onsiderando la Comisión de aguas del Excmo. Ayunta- 
miento de Cádiz el atraso lamentable en que la Empresa de traí- 
da de aguas tiene las obras que según el contrato debieran ha- 
llarse terminadas hace mucho tiempo, y la mala interpretación 
dada por la Compañía á otros artículos del mismo contrato, pre- 
sentó en Cabildo de 7 de Setiembre de 1875 al punto 6.°, el ex- 
puesto siguiente: 


Comisión ])K aguas. — Excmo. S ?\: — La Comisión de aguasa 
quien .encomendó V. E. preparar las condiciones del programa 
para el nombramiento de un Ingeniero inspector de las obras es- 
tipuladas en el contrato con la Compañía de aguas, vuelve áV.E. 
para hacerle presente los inconvenientes que en su opinión se pre- 
sentan para realizar desde luego lo indicado en la forma proyectada. 

Antes de nombrar una persona, que si reúne los mejores co- 
nocimientos científicos demostrados teóricamente en la oposición, 
ignoramos si une á estos una buena práctica y una probidad 
acrisolada, creemos convenientísimo que el cargo se adjudique 
después de probados ambos extremos por justificada notoriedad. 

La razón de esto es bien obvia, y tan claro y patente es el 
peligro de dar un paso equivocado, que no se detendrá la Comi- 
sión en explanarla, pues seria ofender el buen sentido de la Cor- 
poración. 

Pero no es posible sostener por más tiempo sin resolución 
tan vital asunto. No es posible continuar sordos á las reclamacio- 
nes justificadas del vecindario. No podemos seguir sin ver siquie- 
ra con la prontitud posible el estado verdadero del asunto, 
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Seria preferible, pues, por todas las razones expuestas, el 
nombramiento de un Ingeniero de reconocida capacidad, inteli- 
gencia y probidad que reconociese las obras, y enterado del con- 
trato, dé su informe al Ayuntamiento, manifestando minuciosa- 
mente lo que la Empresa ha hecho, lo que falta hacer, lo que pue- 
de esperar, lo que puede corregir, &c. 

Acaso parezcan exageradas las exigencias de la Comisión; 
pero á esta, después de tantos contratiempos como la ciudad ha 
sufrido en asunto tan importante, todas las prevenciones le pare- 
cen pocas. 

Lo más difícil de resolver es en nuestra opinión, la cuestión 
de personas; y para allanar esto es para lo que la Comisión pro- 
pone que se nombre un Ingeniero, solo para que visite las obras 
y dé informe. De este modo, encontraremos ingenieros de nom- 
bradla y acreditada reputación moral y científica que se presten 
sin dificultad á desempeñar el cometido. 

La Comisión se atreve á proponer á V. E. para este objeto á 
D. Luis de la Escosura, Ingeniero autor del proyecto base del con- 
trato de las obras de que se trata. A Mr. Mouchez, Ingeniero au- 
tor de algunos otros y de los primevos trabajos geodésicos, de son- 
dajes, &c., de dichas obras. A D. Angel Mayo, Ingeniero Direc- 
tor de las obras de conducción de aguas á Jerez y actualmente de 
las de Santander. Cualquiera de estas dignas personas que V. E. 
designe, reúnen á los ojos de todos la respetabilidad necesaria 
para desempeñar el cargo por su suficiencia científica y moral. 

La Comisión, en vista de lo expuesto, espera que Y. E. se 
sirva aprobarlo y nombrar por consecuencia el Ingeniero visita- 
dor que se propone. 

Cádiz Setiembre 7 de 1875. — J. Gutiérrez. — J. Rodrigo Gó- 
mez. — José M. Que vedo . — Víctor G. de Cossio. — Manuel R. Qui- 
roga. — Es coriA. 
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Fue aprobado el expuesto y nombrado para visitar las obras 
y dar informe el Sr. Ingeniero I). Luis de la Escosura, propuesto 
en primer término por la Comisión. 

Aceptado el nombramiento por el designado, se presentó en 
esta ciudad á desempeñar su cometido; y verificado, dió cuenta al 
Ayuntamiento en el siguiente 


INFORME 

sobre las obras ejecutadas por la Compañía concesionaria del 
abastecimiento de aguas potables á Cádiz . 

En cumplimiento de las instrucciones que se sirvió V. E. 
comunicarme en oficio de 10 del corriente, lie visitado las obras 
de conducción de aguas a esta ciudad ejecutadas por la Compañía 
concesionaria, y paso d dar cuenta á V. E. del resultado de mis 
observaciones. 

La Compañía ha escavado en el valle de la Piedad, con ar- 
reglo al proyecto aprobado por la Municipalidad y por el Gobier- 
no, 2.222 metros, en esta forma: 

i 

Zunjas 118 metros. 

Pozos 226 „ 

Galerías 1.878 „ 

2.222 metros. 

Estas labores se han situado al O. de los minados abiertos 
en el manantial que surte dé aguas al Puerto de Santa María. 
En el proyecto manifesté que el punto más conveniente para las 
escavacioiies era la porción del valle situada al S. de los muros 
de contención; propuse también que desde donde principian los 
muros caminara la galería general hacia el E., y que los ramales 
se abrieran al N. y ai S. próximamente de la galería general. No 
encuentro razón alguna para modificar esta opinión, que por otra 


( B ) 

parte, el Ingeniero de la Compañía aprueba como la más acerta- 
da, asegurando que no ha puesto desde luego las labores en este 
sitio, por dificultades y dilaciones ocurridas en la expropiación. 

La cantidad de agua recogida en las cscavaciones practicadas 
hasta el dia, no llega á cubrir la dotación de 100 litros por alma 
fijada en el contrato, y sobre este punto diré á V. E. ini opinión. 
Creo tan exagerada la cantidad de 100 litros por habitante, que 
ya en el proyecto, después de fijarla en 50 solamente, manifesté 
que aun esta cifra era superior á la que alcanzaría el consumo. 
Tengo evidencia de que la Compañía aumentará el caudal de 
aguas disponibles si, como se propone, continua los minados en 
el punto que va designado, y no dudo que en años normales dis- 
pondrá de la cantidad estipulada en el contrato. 

A pesar de la sequía de estos últimos años, hoy puede gra- 
duarse en 2.300 metros cúbicos el producto diario de los -manan- 
tiales, lo cual representa una distribución de 38 litros por cada 
habitante, en el supuesto de que la población ascienda á 00.000 
almas en Cádiz. Contadísimas son en el mundo, Exorno. Sr., las 
poblaciones que tienen esta dotación, aun disponiendo de mayor 
terreno que Cádiz, en donde las murallas y el mar limitan consi- 
derablemente el consumo. V. E. con mejores datos que yo, podrá 
apreciar el gasto de agua que lia habido en el último verano, en 
el que no parece que el vecindario baya experimentado los efectos 
de la sequía general ocurrida en el pais. 

Para elevar el agua, lia establecido la Compañía una máqui- 
na de vapor horizontal de presión media, de condensación y ex- 
pansión, con dos cilindros (pie ponen en movimiento un árbol en 
el que, además del volante, se lia colocado el piñón que trasmite 
movimiento á una rueda de engranaje situada en el árbol de las 
bombas. Para el servicio de la máquina liay dos calderas, en cada 
una de las cuales se lian puesto dos hogares con 18 tubos de Gu- 
llaunay. 

La máquina mueve dos bombas verticales de doble efecto. 
Las dimensiones de las piezas principales de la máquina y de las 
bombas son las siguientes: 
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Pié*. 

PulRS. 

Diámetro de cada cilindro 

Longitud de la carrera 

4 

30 

„ de cada caldera 

30 

6 

de 

7 


* de los hogares 

3 

6 

„ de las bombas 

1 


Curre ra de „ 

7 

9 


El día en que vi funcionar esta máquina trabajaban los (los 
cilindros con una sola caldera y recogí además los datos siguientes: 


Presión en la caldera 60 libras. 

Idem en el manómetro 52 id. 

Idem en el cilindro ... 50 id. 

Vacío 26 pulgadas. 


La presión efectiva en el pistón era algo más (le tres atmós- 
feras ó próximamente 45 libras. 

Revoluciones del árbol de la máquina, 20 por minuto. 

Revoluciones de las bombas por minuto, 5. 

Las velocidades de la máquina y de la bomba están, pues, 
en la relación de 1 á 4. La velocidad del pistón es de 180 pies por 
minuto. 

Con los datos anteriores puede calcularse la fuerza de la má- 
quina por la cantidad de agua elevada. 

Traduciendo en medidas métricas las dimensiones relativas 


á la bomba, resulta: 

m 

El diámetro 0’52 

La carrera 2' 10 

Volumen de agua en una carrera 

m 2 me 


3’ 14 A X = (0’26) X 2’ 1 0 = 0’44. 

1 QM4 

Descontando J() del volumen se transforma en 0’44 --“= 0 ’ 40 . 

En 5 carreras que dá la bomba por minuto, resultará un vo- 
lumen de agua de 2 metros cúbicos. Como las bombas son de do- 
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ble efecto, el volumen qíie levanta cada una de ellas asciende d 4 
metros cúbicos, y las dos bombas darán por consiguiente 8 metros 
cúbicos. En los experimentos hechos .por el Ingeniero ÍSr. Gil de 
los Reyes para el aforo de las aguas, las bombas elevaron sola- 
mente 6 metros cúbicos por minuto. 

El trabajo de la máquina en un minuto será el peso de 8 me- 
tros cúbicos de agua, elevados á la altura que hay entre la super- 
ficie del agua del pozo y el fondo del depósito, altura variable que 
fijo en 80 metros; de modo, que 8.000 kilogramos por 80 ?n —. 
640.000 kilográmetros es el trabajo en un minuto, y en un se- 
gundo 10,666 kilográmetros, que equivalen á 142 ca- 

ballos. 

La fuerza indicada es superior a la que se fijaba en el pro- 
yecto, en el cual, además se apuntaba la conveniencia de estable- 
cer dos máquinas independientes, para que funcionando una, la 
otra estuviera de reserva y no se interrumpiera el servicio en caso 
de accidente en una de ellas. Es cierto que en la que se lia colo- 
cado por la Empresa, so puede trabajar con un solo cilindro y 
una bomba y surtir de agua á Cádiz; pero si ocurriera, aunque 
esto es raro que suceda, una rotura cu los árboles de la máquina 
ó de la bomba ó en ei engranaje, los dos cilindros y las dos bom- 
bas á la vez quedarían inservibles. Es realmente una máquina de 
dos cilindros y dos bombas lo que la Compañía ha establecido; y 
aunque su solidez y perfecta construcción hacen presumir que se- 
rán raros los accidentes que la inutilicen por completo, la pru- 
dencia aconseja que se establezca otra máquina independiente, 
aunque sea de un solo cilindro y de menor potencia. 

De todos modos, es indispensable montar una tercera calde- 
ra como la Compañía proyecta. 

Los tubos que salen de las bombas se retinen en uno solo 
que conduce el agua al recipiente , de aire, del cual parte al tubo 
ascendente de 24 pulgadas ó 60 centímetros de diámetro, que es 
precisamente la dimensión que se marca en el proyecto. Tiene de 
longitud esta tubería 1.810 metros, y en ella piensa establecer la 
Compañía una válvula de limpia y desagüe, que considero como 
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un perfeccionamiento de la mayor utilidad para el servicio de 
aguas. Al llegar á los depósitos, la cañería ascendente se bifurca 
en dos ramales, uno para cada recipiente. Se han colocado, ade- 
más, en ella, cuatro válvulas de 24 pulgadas, dos en la máquina 
y dos en las entradas de los depósitos. Estos están construidos 
con sujeción al proyecto, y de ellos parte la cañería descendente 
que conduce el agua á Cádiz. La longitud de esta cañería es de 
38.807 metros, longitud algo menor de la que resultaba en el pro- 
yecto. La Compañía, siguiendo el trazado del ferro-carril, ha con- 
seguido una economía en el trayecto de 4.824 metros. La solidez 
del terreno me hizo preferir el trazado indicado en el proyecto, y 
hoy no es posible asegurar, si colocados en aquella dirección, hu- 
biera habido menos roturas que las ocurridas situando los tubos en 
los taludes de la via férrea. 

Insisto, como decía en el proyecto, en que dos cañerías de 
menor diámetro hubieran dado mas regularidad al servicio que 
una sola de mayor capacidad; pero la Compañía, por el contrato, 
estaba en libertad de poner una ó dos, según le conviniera. 

El diámetro de la cañería descendente es de 1(5 pulgadas in- 
glesas ó 40 centímetros menor que el diámetro fijado en el pro- 
yecto, que se calculó de 45 centímetros; es de advertir, que en el 
artículo ! Ilustraciones , se dice que la forma para calcular los tubos 
nuevos suele sustituirse con otra más práctica que da los diáme- 
tros de los tubos en servicio y que yo preferia á la común para 
fijar los diámetros de todos los tubos, con el fin de que al cabo 
de muchos años pudiera conducir cada uno de ellos el volumen 
de agua para que había sido calculado. Además, si la medición se 
hiciera al nivel de la calle mas alta de Cádiz, la carga ó presión 
seria suficiente para conducir por un tubo eti servicio de 40 cen- 
tímetros 0.000.000 de litros, que seria el gasto de 60.000 habi- 
tantes á razón de 100 litros. 

La pérdida de carga ó presión ascendería á 0’0011§¿ ó á 70 
litros el gasto por segundo, y con arreglo á las fórmulas estable- 
cidas en las Ilustraciones , bastaría un tubo algo menor que el de 
40 centímetros. Ahora, si como yo calculé, se supusiera que todo 
el agua había de verterse á la altura de los mayores edificios, la 
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pérdida de carga ó presión no pasaría de medio milímetro (0*0005) 
por metro, y seria necesario un diámetro para un tubo en servi- 
cio, algo mayor de 40 centímetros. Si la recepción se hace en de- 
finitiva, como tubo nuevo, no puede desecharse el diámetro de 40 
centímetros. Si el tubo ha de recibirse, teniendo en cuenta lo que 
disminuirá el diámetro, debe tener 45 centímetros. En el contrato 
solo se dice que sea suficiente el diámetro para conducir agua en 
cantidad bastante á distribuir 100 litros por alma en cada veinte 
y cuatro horas, con la presión suficiente para que se eleve á los 
pisos superiores de todos los edificios, y estas condiciones quedan 
cubiertas con un tubo nuevo de 40 centímetros; porque admitien- 
do que las soleras de los depósitos se hallen á 65 metros sobre el 
nivel del mar, y que el agua suba á 40 metros sobre esc nivel en 
Cádiz, quedan 25 metros para pérdida de carga ó d razón de 
0’00064 por cada uno de los 39.000 metros del trayecto, y un 
tubo nuevo de 40 centímetros basta, con esa pérdida de carga sa- 
crificada al rozamiento del agua, para dar cu 24 horas 6.000.000 
de litros medidos en Cádiz á 40 metros sobre el nivel del mar. 

En el trayecto, además de tres llaves de válvulas establecidas, 
dos para las salidas de cada depósito y una para enviar directa- 
mente á Cádiz el agua de la cañería ascendente, se han colocado 
12 válvulas de 16 pulgadas para aislar á trozos la cañería gene- 
ral; 36 válvulas de desagüe de 6 y 2 pulgadas, y 44 ventosas de 
4 y 2 pulgadas. 

Estos aparatos y los tubos ascendentes y descendentes, tienen 
los espesores marcados en el proyecto. 

Dentro de la plaza se han colocado los tubos siguientes: 


De 12 pulgadas de diámetro. 
* 10 

» .8 » » 

ii ^ » *i 

4 

»J M » 

O 

>» »i n • 


152 

G20 

4.468 

4.974 

3.383 

291 

13.886 


que con 235 metros de 16 pulgadas de diámetro correspondientes 
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á la cañería descendente, componen un total de 14 kilómetros 
121 metros, colocados en lo interior de la ciudad. 

Tor último, creo útilísimo para el vecindario de Cádiz, y muy 
conveniente para los intereses de la Empresa: 

1. ° Que se continúe los minados en el terreno del valle de 
la Piedad, que lie designado al principio de este informe. 

2. ° Que se coloque otra caldera y una nueva máquina de va- 
por suficiente para la elevación del agua contratada. 

3. ° Que se coloque una llave de desagüe y limpia en la tu- 
bería ascendente, y 

4. ° Que se ensaye como tiene proyectado la Compañía la fil- 
tración del agua en las galerías. 

Con estos trabajos se logrará regularizar el servicio, aumen- 
tar la cantidad de agua y mejorar notablemente su calidad. 

Las obras han sido construidas con solidez y conducidas con 
la mayor inteligencia. Casi todas las variaciones anotadas pueden 
admitirse como mejoras al proyecto que ha servido de base al con- 
trato; proyecto debido al celo de 1). Juan Val verde, de quien tau 
gratos recuerdos conservan los gaditanos, que hubiera quedado 
relegado al olvido sin la constancia y perseverante actividad del 
primer concesionario 1). Matías del Cacho, y al que ha presta- 
do un apoyo decidido el actual Ayuntamiento, representado por 
su dignísimo Presidente y por la Comisión de aguas, celosa siem- 
pre de los intereses del vecindario. 

La Compañía concesionaria que á fuerza de dispendios enor- 
mes ha llevado á término obra de tan notoria utilidad, es digna 
en mi opinión del pueblo gaditano y acreedora á que el Muni- 
cipio la conceda toda protección moral y material compatible con 
sus recursos, para que los asociados recojan el fruto debido á sus 
sacrificios y á los que han de hacer si pretenden dar á las obras 
el carácter de seguridad y permanencia que la prudencia acon- 
seja en los abastecimientos de aguas potables á ciudades populosas. 

Cádiz 28 de Setiembre de 1875. — Firmado. — Luis de la 
Escosura. 
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La ciudad quedó enterada en Cabildo de 28 de Setiembre al 
punto 4.°, acordándose: 

1. ° Que se diese expresivas gracias al Sr. Escosura por el 
científico y luminoso informe que con el más noble desprendi- 
miento se ha prestado á evacuar sobre los trabajos practicados. 

2. ° Que se publique en los periódicos de la plaza. 

3. ° Que se traslade á la Empresa para que manifieste si está 
conforme. 

4. ° Que pase á informe de la Comisión del ramo. 

En Sesión de 8 de Octubre se leyó y pasó también á infor- 
me de la Comisión un oficio de la Empresa de aguas, cuyo teñól- 
es el siguiente: 


EXGMO. SEÑOR: 

Con el debido respeto tengo el honor de poner en conocimien- 
to de Y. E. lo expuesto ¿'.continuación, con algunas observaciones 
referentes al dictamen del Sr. 1). Luis de la Escosura, y a la 
situación actual y obras de la Compañía de abastecimiento de 
Aguas á Cádiz. 

Todos los que han visitado las obras, así como el señor inge- 
niero D . Luis de la Escosura en su informe, admiten que están 
construidas con la solidez debida y del modo más conveniente para 
el objeto á que se destinan; que la Compañía lia suministrado la 
cantidad de agua pura suficiente al consumo de la población y á 
las atenciones de la Municipalidad, sin haber hasta ahora obtenido 
pago alguno por dicho suministro ó para las fuentes de vecindad, 
así como también respecto á la que se destina gratuitamente á las 
clases menesterosas, como estipula el contrato; todo lo cual consti- 
tuye un hecho digno de tenerse en cuenta por haberse realizado en 
la estación calurosa que acabamos de atravesar. La Compañía ha 
establecido bocas de incendio suficientes á poner á la población á 
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cubierto de los riesgos que un fuego pudiera causar, como asimis- 
mo bocas de riego para proveer de agua á los jardines y paseos pú- 
blicos, no debiendo hacer caso omiso de que no se lia desatendido 
ningún pedido de agua de los particulares, pudiendohoy la Com- 
pañía suministrar más agua que la que actualmente requiere la 
población para su consumo habitual, y esto, sobre todo, á los cua- 
tro años de una sequía sin ejemplo. 

De aquí parece deducirse quenada más se pudiera exigir á la 
empresa abastecedora; pero habiendo nombrado el Excmo. Ayun- 
tamiento al entendido ingeniero D. Luis de la Escosura, autor 
del primitivo proyecto de abastecimiento á Cádiz de aguas potables, 
para examinar las obras efectuadas por la Compañía y dar su in- 
forme sobre su estado y condiciones generales, como quiera que , 
dicho señor ingeniero al aprobar cordialmentc los detalles y plan 
general de ellas ha recomendado se hagan algunas mejoras, cumple 
á mi deber reflexionar detenidamente sobre las recomendaciones 
hechas por tan ilustrado ingeniero, ayudado para ello por el Con- 
sejo permanente en esta ciudad, compuesto por los señores Kin- 
near, Wright y Alcon, y ahora someto á la consideración del Mu- 
nicipio mi opinión sobre ellas, con algunas indicaciones para la 
modificación de algunos artículos del contrato existente entre 
esa Excma. Corporación y la Compañía, que servirá para ase- 
gurar á la población de Cádiz el surtido mas ámplio de agua, 
tal como lo considera el señor Escosura, y á la Compañía abaste- 
cedora alguna remuneración á los nuevos sacrificios que la impo- 
nen al realizar dichas mejoras. 

El señor Escosura recomienda lo siguiente: 

l.° Que se lleve á cabo la ampliación de las galerías por la 
parte del Oeste. 

Esto solo pudiera hacerse sufragando la Compañía para ello 
un gasto considerable, pero dado el caso de que sean aprobadas 
las indicaciones que ahora tengo el honor de someter á la consi- 
deración de esa Excma. Corporación, se compromete á einpreu- 
der dicha extensión de galenas, gradualmente y conforme se ori- 
gine una nueva demanda de agua, puesto que el abastecimiento 
actual es doble de lo que el consumo exige. 
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2. ° La construcciou de otra caldera. 

Están hechos los preparativos al efecto, y ya se hubiera lle- 
vado a cabo su colocación á no ser por las demoras inevitables 
por parte de los fabricantes encargados de su construcción, los se- 
ñores Portilla, Whitc y Compañía, de Sevilla. 

3. ° Construcción de una nueva máquina de vapor, á ñu de 
evitar los perjuicios que pudieran seguirse, si por desgracia llegase 
á sufrir deterioro la actual. 

Si bien por la sólida construcción de las máquinas que hoy 
funcionan para elevar el agua, no es dable proveer un accidente, 
la Compañía estudiará esta recomendación facultativa, con el fin 
deponer á cubierto á la ciudad de cualquier percance que pudiera 
ocurrir; pero como esto necesita un nuevo dispendio, habrá que 
estudiarse el modo más conveniente de arreglar esta modificación, 
así como la ocasión más favorable para ello. 

4. ° Colocación de una llave de desagüe y limpia en la tu- 
bería ascendente. 

Se está construyendo dicha llave y se colocará cuanto antes 
en el sitio designado por dicho señor ingeniero. 

5. ° La filtración del agua en las galerías. 

La Compañía se esforzará cuanto pueda para conseguirlo; pe- 
ro no puede conocerse el modo más conveniente de llevar esto á 
cabo sin haber efectuado antes repetidos experimentos, aunque (le 
cualquier modo el éxito es siempre dudoso en esta clase de obras. 

La realización de estas mejoras exige indispensablemente un 
nuevo sacrificio de capital por parte de la Compañía, cuando me- 
nos de £ 10.000, una gran parte de lo cual no está previsto en el 
contrato original y á cuyo desembolsó seria justo y equitativo que 
el Excmo. Ayuntamiento cooperase por su parte de un modo aná- 
logo. 

La Compañía, pues, ofrece á la consideración del Municipio 
las siguientes proposiciones, por creer que así lo exigen las cir- 
cunstancias del caso; pero á su vez expone que debe entenderse, 
que á no ser que se estudie con madurez toda la cuestión, á fin 
de conseguir un fallo equitativo sobre todos los puntos que se so- 
meten á la consideración de la Municipalidad, la Compañía no se 
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cree obligada á llevar á cabo las obras ni á aceptar la opinión 
facultativa á que esta comunicación se refiere. 

1. a Los 1G2 metros cúbicos que la Empresa debe facilitar 
gratuitamente ú la Municipalidad, se dedicarán solamente al riego 
de los jardines, plazas ó paseos públicos. Toda cantidad de agua 
que exceda de la mencionada arriba se pagará mensualmentc. 

2. a El importe del agua que en lo sucesivo se dedique al 
entretenimiento de las fuentes públicas se pagará por meses ven-* 
cidos, y todas las cantidades que se adeudan á la Compañía pol- 
la construcción de fuentes, así como el agua que se haya consu- 
mido en ellas, se abonaran desde luego. 

3. a El Excmo. Ayuntamiento costeará el agua que se desti- 
ne á las clases menesterosas, dedicando á este objeto los fondos 
que obtenga del legado del señor Montañcz. 

4. a Se declaran abolidas las ventas de agua á perpetuidad. 

5. a La Compañía se obligará á suministrar con destino al 
abastecimiento público una cantidad de agua, de 50 litros poi- 
cada persona avecindada en la ciudad, ó mayor cantidad si el con- 
sumo lo exigiera. 

6. a El millón de reales nominales que como fianza existe en 
poder de esa Excma. Corporación, será devuelto á la Compañía 
con los intereses devengados. 

A fin de generalizar y facilitar el consumo para el vecindario, 
la Compañía propone: 

1 . ° Abolir desde luego el sistema seguido hasta aquí de 
efectuar contratos para la venta de agua por una cantidad lija pa- 
gadera anticipadamente, y en su lugar cobrará tan solo el importe 
de la cantidad que se haya consumido ó que el contador indique. 
El pago deberá hacerse por mensualidades vencidas en los prime- 
ros ocho dias del mes siguiente, y el consumidor no estará obliga- 
do á satisfacer más que la cantidad de agua que realmente ha con- 
sumido. 

2. ° El pago de las instalaciones se efectuará desde luego ó 
por cuotas mensuales, á elección del consumidor. 

f3. ü Establecer un servicio permanente, tanto de dia como 
de noche, á fin de estar prevenidos para el desgraciado caso de un 
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incendio en la población. Para llevar d cabo esta importante me- 
jora, seria necesario que la Municipalidad recabase del Gobierno 
de S. M. permiso para establecer un servicio telegráfico entre las 
obras de la Compañía, situadas en la Piedad, y las poblaciones 
del Puerto de Santa María y Cádiz. 

Confiado en que las proposiciones que tengo la honra de pro- 
poner día acertada deliberación del Excmo. Ayuntamiento, serán 
aceptadas con la misma cortesía y buena fe que las han dictado 
en obsequio d la ciudad, y asegurando asimismo á tan digno cuan- 
to ilustrado Municipio que la Compañía que tengo el honor de 
representar nada escaseara para proporcionar d Cádiz un caudal 
de aguas tan abundante como exquisito. 

Tengo el honor de ofrecerme d tan distinguida y Exorna. Cor- 
poración su más atento seguro servidor Q. B. S. M. — Firmado . — 
W. IIawes. — Sr. Alcalde Presidente del Excmo . Ayuntamiento 
de Cádiz. — Es copia. 


En 19 de Octubre actual, se leyeron los informes déla Comi- 
sión de aguas, que á continuación se copian: 

Ayuntamiento t>e Cádiz. — Comisión de aguas . — Excmo. 
Sr.: — L a Comisión de aguas ha examinado detenidamente el in- 
forme del Sr. Ingeniero I). Luis de la Escosura, sobre el recono- 
cimiento practicado en las obras verificadas por la Compañía 
abastecedora y la comunicación de esta á consecuencia del refe- 
rido informe. 

Pensábamos emitir nuestra opinión sobré ambos documentos 
en un solo dictámen; pero posteriormente hemos creido cpnve- 
niente separarlos por tratarse de un asunto sumamente grave, y 
complicado; además, en dichas comunicaciones con apreciaciones 
particulares que separan completamente su dirección, conduciendo 
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por distintos rumbos á un punto muy distante ciertamente del ob- 
jeto para el cual se sirvió V. E. acordar proceder al reconoci- 
miento mencionado. 

El informe del Sr. Ingeniero* á pesar de apartarse del prin- 
cipal objeto encomendado, cual era dar cuenta del estado de las 
obras contratadas, extendiéndose en consideraciones que atenúan 
la falta de cumplinuépto de lo estipulado, á pesar de esto, decimos, 
despojando la comunicación de tales accesorios, se encuentra en el 
fondo la verdad. 

Y no podia por menos de decir la verdad por mucho que de- 
seara disculpar á la Compañía, un Ingeniero de la reconocida re- 
putación del Sr. Escosura; pero informa, repetimos, sin mencionar 
el contrato más que para decir que en su opinión es exagerada 
la cantidad de agua contratada: olvida, pues, completamente que 
se le encomendaba informar de lo que liabia hecho en las obras de 
traida de aguas y lo que faltaba hacer con arreglo al contrato. 

Se extiende en cálculos sobre la cantidad de agua que en su 
opinión es suficiente para el consumo de nuestra población, dedu- 
ciendo que los 2.300 metros que hay alumbrados, corresponde á 
más de 38 litros por habitante de Cádiz, si estos se suponen en 
60.000. Pero el Sr. Escosura olvida que con aquella cantidad que 
es el caudal total de aguas que hoy posee la Compañía, surte esta 
al Puerto de Santa María, al Trocadero y Puerto Real, además 
de las aguadas de los buques de la bahía; y suponemos pequeño el 
consumo de estos distintos puntos, si le calculamos en la mitad de 
los 2.300 metros que hoy producen los manantiales, quedando por 
tanto solo para Cádiz, á razón de 19 litros por habitante. 

Pero creemos, Exorno. Señor, que no es esta la cuestión. No 
se trata de saber si 100 litros de agua son necesarios para cada 
habitante ó son suficientes 38. El Ayuntamiento de 1871, com- 
prendía perfectamente en aquella fecha cuanto explica ahora el 
Sr. Escosura: sabia muy bien, que ninguna persona consumiría 
cada dia aquella cantidad. Pero el Ayuntamiento que no contra- 
taba solo para satisfacer al individuo, sino para acudir á todas las 
necesidades de la población, estipuló con el anterior concesiona- 
rio y á indicaciones de la actual Compañía, la cantidad de 100 li- 
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tros por habitante que la Empresa se obligaba á tener siempre 
disponibles para esta Ciudad, pudiendo disponer del exceso que 
hubiese, para el surtido de otras poblaciones: toda vez que perma- 
nentemente y con preferencia obsoluta sobre todo otro servicio 
tenga asegurado el abastecimiento de esta Ciudad, bahía y barrio 
de extramuros , en la cantidad de 100 litros por dia y habitante. 

El Ayuntamiento de 1871, contrataba con la Empresa de 
aguas atendiendo previsoramente á las eventualidades del porve- 
nir. Por eso estipulaba cantidad doble de la que el Sr. Escosura 
consideraba necesaria, y la Empresa se obligaba á tenerla dispo- 
nible con preferencia á todo otro servicio. No era que Cádiz se 
obligaba á consumirla, no: sino que la empresa contraía el deber 
de tenerla pronta en el momento que se le pidiera. 

¿De quó serviría la previsión de aquel Ayuntamiento, y qué 
se diría de la del actual, si llevado del mejor deseo diese por ad- 
mitidas las obras de que se trata con solo el alumbramiento de 
2.300 metros, porque la Empresa dice que no se le consume ahora 
la mitad? Y cuando no alcancen 2.300 metros ¿aguardaremos á que 
se hagan las escavaciones necesarias para encontrarlas? No, esa 
eventualidad no puede dejarla nunca en descubierto un A y mita- 
miento previsor. El Ayuntamiento no puede admitir como con- 
cluidas las obras, sino cuando su alumbramiento alcance ala can- 
tidad de agua estipulada con toda claridad en el contrato. 

Los minados que la Empresa ha verificado, dice el Sr. Esco- 
sura que se hallan situados al Oeste de los abiertos en el ma- 
nantial que surte de aguas a.l Puerto de Santa María. En su pro- 
yecto manifestó dicho Sr., que el punto más conveniente para las 
escavaciones era la porción del valle situado al Sur de los muros 
de contención de dicho manantial, y que desde donde principian 
los muros caminara la galería general hacia el Este . — No encuen- 
tro razón alguna , añade dicho Sr., para modificar esta opinión , 
que por otra parte el Ingeniero de la Compañía aprueba como la 
más acertada . 

También agrega, que continuando los minados en el punto 
que vá designado, aumentará el caudal de aguas disponibles, y 
no duda que en años normales dispondrá de la cantidad estipu- 
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lacla en el contrato. Las galerías deben, pues, continuar en la di- 
rección que dice el proyecto á que se refiere el contrato, no solo 
por cubrir la falta de la Compañía en este punto de lo contrata- 
do, sino porque el Sr. Escosura ratifica su opinión emitida con 
mucha anterioridad en su Memoria, de que siguiendo en aquella 
dirección, aumentará el caudal con abundantes y superiores aguas. 

Respecto ala calidad del agua que la Empresa está suminis- 
trando á la ciudad, solo nos dice sin más esplicaciones, que deberá 
ensayarse la filtración del agua en las galerías para mejorar su ca- 
lidad: omisión de pormenores tanto más sensible cuanto que son 
repetidísimas las quejas, y no podemos siquiera desatenderlas por 
lo justificadas que son lasque produce el vecindario lamentándose 
de la inferioridad del agua por lo gruesa y salobre que es la que 
se le suministra. Debe, pues, V.E. mandarla analizar científica- 
mente para saber si reúne las condiciones estipuladas en el con- 
trato. 

El Sr. Escosura no explica con bastante claridad la causa de 
las repetidas roturas que desgraciadamente. no han podido corre- 
girse sino en parte y á costa del mejor servicio; pero arroja sin 
embargo alguna luz para comprender el origen de tan grave in- 
conveniente. La Compañía ¡ dice, siguiendo el trazado del ferro- 
carril ha conseguido una economía de 4.824 metros. La solidez 
del terreno me hizo preferir el trazado indicado en el proyecto , y 
hoy no es posible asegurar, si colocados en agüella dirección , 
hubiera habido menos rotaras que las ocurridas situando los tu- 
bos en los taludes de la via férrea. 

Todos comprendemos, Excmo. Sr., la modestia de las expre- 
siones que acabamos de copiar; pero todos los que hemos tenido 
el gusto de escuchar las explicaciones verbales que ha dado, sabe- 
mos también que la menor oscilación, el más pequeño movimien- 
to de trepidación, es suficiente para hacer estallar cualquiera tubo 
por superior que sea su construcción. Sabido esto, y que la falta 
de solidez en el terreno puede ocasionar ese pequeño movimien- 
to, se comprende perfectamente el verdadero significado de las 
palabras del Sr. Escosura, que liemos copiado. 

Para nadie, pues, admite dudas, y mucho menos para la Co- 
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misión por las razones dichas, el sentido de las palabras estam- 
padas en el informe, y siendo esto la causa iu dudablemente (Je los 
repetidos desperfectos que se evitan hace algún tiempo, sacrifi- 
cando parte de la presión durante el dia y todo el servicio noc- 
turno, el Ayuntamiento dehe hacerlas corregir disponiendo que 
el tendido de la tubería se enmiende, dándole la debida solidez 
para que el servicio se haga con la regularidad que corresponde 
y sin interrupción alguna. 

La Comisión, pues, reasumiendo todo lo relacionado, propo- 
ne á V. E. que se sirva acordar en vista del informe presentado por 
el Sr. Ingeniero J). Luis de la Escosura: 

1. ° Que con arreglo al contrato celebrado en *30 de Setiem- 
bre de 1871, la Empresa de aguas está obligada á tener asegurado 
permanentemente y con preferencia á todo otro servicio, el abas- 
tecimiento de esta ciudad, bahía y barrio de Extramuros, en la can- 
tidad de 100 litros por dia y habitante. 

2. ° Que hallándose muy atrasados los minados necesarios 
para el alumbramiento de las aguas contratadas, continúen estos 
sin interrupción en la dirección proyectada, hasta obtener por lo 
menos la cantidad estipulada. 

*3.° Que se disponga por la Empresa, de conformidad con el 
informe y con el proyecto objeto del contrato, la colocación de 
otra caldera y una nueva máquina de vapor para la elevación del 
agua. 

4. ° Que por lo que pueda interesar á la higiene pública so 
hagan los análisis correspondientes para conocer la calidad de 
las aguas, y si á la Empresa le parece conveniente, ensaye como 
indica el Sr. Escosura la filtración del agua en las galerías. 

5. ° Como han vencido con gran exceso el plazo marcado en 
el contrato para realizar las obras y todas las prórogas que suce- 
sivamente se le han concedido á la Empresa, la Comisión es de 
dictámen que por equidad se le conceda un nuevo plazo que no 
deberá pasar de ocho meses, para que en este tiempo prolongue 
las galerías ó minados, concluya la entubacion de la ciudad y re- 
forme la del trayecto. 
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Tal es el dictamen, Excmo. Sr., que esta Comisión emite 
sobre el informe del Sr. Ingeniero D. Luis de la Eseosura, propo- 
niendo en vista del contrato y de los demás documentos que obran 
en esta dependencia. 

V. E., no obstante, acordará lo que juzgue más acertado. 

Cádiz 12 de Octubre de 1875.— J. Gutiérrez . — José Manuel 
Quevedo . - Manuel R. Quiroya . — Víctor G. de Cossio . — J. Ro- 
drigo Gómez. — Es copia. 


Comisión de aguas. — Excmo. Sr.: — I nformado ya por esta 
Comisión cuanto lia creido conveniente sobre el dictáraen del Sr. 
Ingeniero I). Luis de la Eseosura, referente al estado en que se 
encuentran las obras contratadas en 1871-72 para la traída de 
aguas á esta Ciudad, debemos verificarlo ahora como se nos ha 
encomendado, de la comunicación que la Compañía abastecedora 
se ha servido dirigir á V. E. á consecuencia de dicho informe 
pericial. 

Emitido, pues 7 nuestro dictamen sobre el indicado informe, 
á él nos referimos en todo lo que se relacione con el presente, evi- 
tándonos repeticiones innecesarias y facilitándonos la posibilidad 
de concretarnos á los demás puntos que abraza la comunicación. 

El informe del Sr. Ingeniero dice efectivamente, como copia 
la Empresa, que las obras lian sido construidas con solidez, pero 
no dice que se hallen concluidas: se refiere solo á las verificadas, 
y tanto es así, que explica que continuando los minados no duda 
se podrá disponer de la cantidad de agua estipulada en el contrato. 

Tampoco dice ni podía decir que el agua que ha suministra- 
do era pura, pues no informa sobre este punto, aunque recomien- 
da se ensaye la filtración en las galerías, á fin de mejorar su ca- 
lidad. 

La Compañía dice que ha establecido bocas de riego y de in- 
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cendios; pero desgraciadamente, en opinión de esta Comisión, no 
suficientes como cree esta Compañía para poner á la población á 
cubierto de los riesgos que un fuego pudiera causar. Y no nos re- 
ferimos al decir esto al número de las establecidas, sino á otro 
punto que la Compañía no toca y que la Comisión opina debe 
tratarse con suma atención por su importancia. 

Nos referimos, Excmo. Sr., al servicio nocturno, suprimido 
completamente por la Empresa sin conocimiento alguno de V. E. 
Efectivamente, inútil sería toda la suficiencia numérica de las bo- 
cas de incendios establecidas, si al ocurrir uno, siendo de noche, 
no se encuentra agua disponible en las tuberías. Así ha sucedido 
en dos incendios, ambos de noche, que lian ocurrido en poco tiem- 
po, uno en la calle de San Francisco iiúm. 6, en 14 de Mayo, y 
otro el 8 de Junio último en una accesoria de la calle de Fabio 
Rufino: en ambas ocasiones se procuró el agua de la tubería aun- 
que inútilmente, porque las llaves se cierran en los depósitos del 
Puerto de Santa María, y no se abren hasta por la mañana. Im- 
perfecciones de la obra que deben remediarse inmediatamente, son 
causas de esta interrupción diaria que debe Y. E. hacer desapa- 
recer. 

La Compañía, que no ha desatendido ningún pedido de aguas 
de los particulares y aun puede suministrar muchas más, quiere 
deducir de aquí que nada más pudiera exigírsele, extrañando por 
tanto que el Excmo. Ayuntamiento haya nombrado al Sr. Inge- 
niero ya citado para examinar las obras efectuadas, y que este se- 
ñor haya recomendado se hagan algunas otras, que la Compañía 
ofrece efectuar gradualmente, con ciertas condiciones, y siempre 
que el Municipio se prestase á la modificación de algunos artícu- 
los del contrato. 

A nuestra vez, Excmo. Señor, debemos manifestar aquí nues- 
tra extrañeza, por las deducciones que hace la Compañía en dicho 
párrafo. Pudiera comprenderse esto, si el contrato callara sobre 
este punto, ó lo que previene no estuviera bastante explícito; pero 
no ofreciendo lugar a duda alguna el contenido de los artículos 
l.°, 2.° y 3.°, encontramos fuera de lugar las exigencias de la 
Compañía, como remuneración á los nuevos sacrificios que dice se 
la imponen al realizar dichas mejoras. 
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En nuestro dictamen sobre el informe del Sr. Escosura, pro- 
ponemos de conformidad con este señor lo que debe exigirse de 
la Compañía, pero no como mejoras, no como nuevos sacrificios 
que se imponen á la Empresa, sino como parte integrante de las 
obras estipuladas en el contrato y en el proyecto á que este se re- 
fiere; obras que se hallan aun muy distantes de llegar á su conclu- 
sión, según terminantemente requiere dicho artículo 3.° 

Nos parece, por tanto, completamente extemporánea la pro- 
posición de que al desembolso cooperase el Ayuntamiento de un 
modo análogo, adhiriéndose a las proposiciones que ofrece á la 
consideración del Municipio. 

Pero ante todo expone que debe entenderse, que á no ser 
que se estudie con madurez toda la cuestión, á fin de conseguir 
un fallo equitativo sobre todos los puntos que se someten á la 
consideración de la Municipalidad, la Compañía no se cree obli- 
gada á llevará cabo las obras ni á aceptar la opinión facultativa a 
que esta comunicación se refiere. 

Nunca ha tratado el Municipio á la Empresa con tanta arro- 
gancia: y se comprende aun menos, tratándose de asuntos concre- 
tos explicados con minuciosidad en un contrato solemne y bilate- 
ral. Se comprende aun menos, tratándose de una Empresa que no 
ha cumplido sus coippromisos como están. con claridad estipulados 
en los referidos artículos, y una Corporación que no ha hecho uso 
de los medios coercitivos que el mismo contrato y sus condiciones 
adicionales pone á su disposición para hacer cumplir lo contratado. 

El Ayuntamiento ni exige ni debe exigir á la Compañía 
cosa alguna que se encuentre fuera del contrato, por consecuen- 
cia no se halla en el caso de otorgar las alteraciones que en su ar- 
ticulado solicita, esperando reportar beneficios imaginarios, en 
cambio de los perjuicios positivos que se causarían á todos los 
consumidores, á quienes el Ayuntamiento tiene el deber, cuya 
obligación reconoce, de amparar en primer termino. Esta Comi- 
sión, á la par que el Municipio todo, deseara otorgar á la Com- 
pañía ventajas reales y efectivas, pero nunca siendo en menosca- 
bo de intereses ó derechos de sus administrados, adquiridos y acep- 
tados recíprocamente por contratos solemnemente formalizados. 

( 4 ) 
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Inaceptables, como se deduce de todo lo expuesto, las pro- 
posiciones que la Empresa lia presentado para reformar los con- 
tratos vigentes, la Comisión no se detendrá á refutarlas separada- 
mente ni a tratar de investigar las razones que obligan á la Com- 
pañía á inñuir en asuntos de la exclusiva competencia de V. E., 
llegando á señalar los fondos con que habrán de pagarse las aguas 
que se tomen y marcando el destino que se debe dar á las que 
hoy recibe gratuitamente el Municipio. 

Una proposición conveniente hace la Compañía, pero que no 
puede admitirse como compensación de lo que solicita, puesto que 
la conveniencia es para ella en primer término, y lo expresa así 
diciendo que al verificarlo, la Compañía se propone generalizar y 
facilitar el consumo. 

Tal es, abolir desde luego el sistema seguido hasta aquí de 
efectuar contratos para la venta de agua por una cantidad fija, 
pagadera anticipadamente, y en su lugar cobrará tan solo el im- 
porte de la cantidad que se haya consumido ó que el contador 
marque, y por mensualidades vencidas. 

Y con este motivo debemos hacer propósitos de ser más so- 
lícitos en defensa de nuestros representados, haciendo ver desde 
luego su docilidad en sujetarse á condiciones que la Compañía les 
ha impuesto fuera de sus facultades, y obteniendo á pesar de esto 
ó por esto mismo, resultado negativo, como ella misma confiesa 
ahora. El contrato no dice en ninguna parte si el agua se ha de 
pagar antes ó después de recibirla. Pero por lo mismo que no se 
explica en el contrato, tiene que verificarse después; porque no se 
comprende que pueda exigirse el pago de un servicio que no se 
ha recibido, sin hallarse préviamente estipulado. 

Y no se nos diga que la Compañía lo tiene así establecido 
en las pólizas y en su reglamento. La Compañía no está facultada 
para dar reglamentos ni poner condiciones que contradigan ó des- 
virtúen lo establecido en los contratos celebrados con esta Corpo- 
ración. A ella debió dirigirse para ponerse de acuerdo en todos los 
puntos que se rozan con lo contratado. 

La Comisión reconoce y agradece, como todo el Municipio, 
los servicios prestados á Cádiz por la Compañía durante el verano 
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que termina, surtiendo de aguas al Ayuntamiento que las ha de- 
dicado todas cuantas por el contrato recibía gratuitamente, para 
alivio de la clase menesterosa. La Ciudad lo agradece y lo agra- 
decería siempre, aun cuando la Empresa no se cuidara tanto de 
hacerlo notar en todas sus comunicaciones, y aunque sabe tam- 
bién que el servicio prestado es obligatorio por estar estipulado 
en el contrato. El Municipio estima este servicio, aunque la Em- 
presa, acabando de ponderar sus sacrificios en favor de la clase me- 
nesterosa de Cádiz, pida á renglón seguido que se le abone por 
el Ayuntamiento la pequeña diferencia que resulta entre el agua 
consumida y la que tenia obligación de entregar. 

Bien hubiera deseado la Comisión escucharla opinión públi- 
ca en asunto tan importante, con cuyo objeto expresamente acor- 
dó V. E la publicación del informe del Sr. Ingeniero y de la 
contestación de la Compañía. Esperábamos oir los distintos pare- 
ceres de la prensa periódica para ilustrarnos en tan grave asunto; 
pero aunque se han publicado ambos documentos, los periódicos 
no han discutido sobre su contenido, y por consecuencia, sin aten- 
der aquellas opiniones, que en tanto aprecio hubiéramos tenido, for- 
mamos la nuestra, buscando como base datos auténticos y oficiales, 
que sometemos al superior criterio de V. E., que resolverá como es- 
time más conveniente á los intereses de la Ciudad que representa. 

Cádiz 18 de Octubre de 1875. — J. Gutiérrez. — J. M. Que- 
rerlo. — Manuel 11. Quiroga . — Víctor G. de Cossio . — J. Rodrigo 
Gómez . — Es copia. 

Fueron aprobados ambos dictámenes al punto 13 de la Se- 
sión de dicho dia, y se mandó que se imprima un folleto que com- 
prenda todos los particulares relativos á este asunto, desde el nom- 
bramiento del Sr. Escosura hasta la fecha, para lo cual quedó au- 
torizada la Comisión de aguas. 
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